Luis Neira López 


De: Jaime Valdebenito Alcócer 

Enviado el: martes, 7 de julio de 2020 15:00 

Para: Oscar Gerez Lira 

CC: Andres Palma Tapia; Luis Neira López 

Asunto: Información oficio N*0494 

Datos adjuntos: 2020-06-17 OF 0494 - Solicitud a CGE de informacion avance concesion de?f....pdf 
Importancia: Alta 

Categorías: concesion CGE - SING Camarones 


Estimado señor Gerez: 

Con fecha 17 de junio de 2020 les enviamos oficio ordinario N* 0494 solicitando información 
sobre avance concesión eléctrica definitiva del proyecto "Construcción electrificación SING 
Varias localidades de Camarones”. 

En dicho oficio también se hacía mención a la existencia de una boleta de garantía con 
vencimiento al 31 de julio de 2020, por concepto de "Garantizar los anticipos". 

Al respecto, nos permitimos insistir en lo consultado y a su decisión de renovar dicha boleta 
antes de su vencimiento. 

Quedamos atento a su información. 


Cordialmente, 


Jaime Raúl L. Valdebenito Alcócer 


Jefe de División de Fomento e Industria 
Jefe(S) de División de Planificación Regional 


Gobierno Regional de Árica y Parinacota 
Fono 582207364 


www. gorearicayparinacota.gov.cl 








No copie innecesariamente este correo, antes pregúntese si el o los destinatarios esperan o necesitan recibirlo. 


A A aG ae E a aaa E O N 





Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la 
persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede 
estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y 
proceda a su destrucción. 








